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PREAMBULE 

Le present document Phase 3 Les Fiches Actions, constitue I'aboutissement de I'etude prealable 
a la Convention d'Amenagement du Bourg 2, de la commune de NOAILLAN. 

Ce document fait suite a differentes etapes de travail, selon deux phases, validees par la 
Municipality et le Comite de Pilotage : 

> Phase 1 : Le « diagnostic Urbain et Paysager » 

> Phase 2 : Le « Principe d'Amenagement » 

Ces deux etapes de travail ont permis de mettre en evidence la structure urbaine et paysagere, 
les atouts et les faiblesses du territoire communal, et notamment des lieux de vie principaux : 

> Le bourg de NOAILLAN autour de son cceur historique, a I'identite bien specifique et distincte, 

> Les quartiers d'urbanisation plus recente, lieux de vie secondaires, plus ou moins eloignes du 
bourg, 

Tout au long de I'etude, la Collectivite a clairement exprime son souhait de concentrer notre 
intervention, nos actions sur ces lieux de vie et d'attractivite principaux, afin de : 

> Valoriser I'identite du bourg, selon un travail significatif sur les espaces publics majeurs / 
secondaires, et la valorisation du foncier communal (notamment en centre bourg), 

> Securiser les deplacements et usages locaux, notamment au niveau de I'axe principal et 
plus particulierement la traversee du centre bourg (R.D.8), et au niveau de I'axe secondaire 
desservant le groupe scolaire et le quartier de Pondaurat (RD 221). 

> Ameliorer le cadre de vie quotidien, principalement au niveau du cceur historique et des 
quartiers peripheriques, au regard de la dynamique locale qui s'exprime (vie du bourg, 
commerces...), 

> Conforter I'offre commerces et de services a Noaillan venant renforcer le role federateur 
du bourg, 

> Mettre en valeur les espaces et les equipements publics existants, en ameliorant les 
conditions d'approche et d'appropriation globalement, 

> Conforter I'offre touristique locale, et le rayonnement de la commune : accueil, services, 
traitement qualitatif global de centre bourg, amenagement des abords du Ciron. 

Le present document permet une approche urbaine et paysagere transversale, selon differents 
themes, tels que, les espaces publics, le developpement des liaisons douces favorisant la 
securite des usagers, le paysagement et la trame verte, la valorisation de I'offre 
d'equipements, lies directement au traitement des espaces publics. 

Les themes evoques ci-dessus ayant fait I'objet d'une presentation et d'une validation par le 
Groupe de travail (Phase 2 : le Principe d'Amenagement), d'une reunion de travail en mairie avec 
les Elus, pour le choix des actions a mettre en oeuvre, leur phasage, leur ordre de priorite, et 
reste done une base solide de reflexion et d'aide a la decision. 

Le projet urbain et paysager : 

Le projet urbain et paysager (Phase 3) se presente sous la forme de fiches d'actions qui 

proposent des solutions d'amenagement et de mise en valeur des espaces publics, equipements 
publics... et entrent dans le detail des modalites operationnelles, des principes d'amenagement 
prealablement retenus (Phase 2). 

Chaque fiche d'action se decline selon : 

> le contexte et la finalite de Taction (situation actuelle, objectif), 
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> la description technique sommaire (volet mineral et vegetal, mobilier et eclairage 
urbain), 

> le cout estimatif global et la ventilation (detail estimatif, maTtrise d'ouvrage communale 
et departementale). 

Le detail estimatif propose s'entend, hors acquisitions foncieres necessaires le cas echeant, hors 
interventions prealables sur les reseaux en place et effacement des reseaux aeriens. 



L'ensemble des fiches d'actions constituant le Projet Urbain, propose la trame des actions 
importantes a realiser a 3 ans, pouvant eventuellement etres elargis au-dela de la Convention 
d'Amenagement du Bourg, a 5 et 10 ans, permettant a la Collectivite de NOAILLAN de disposer 
de : 

. un veritable outil d'aide a la decision (programmation, phasage...), 

. une vision a moyen et long terme du developpement harmonieux du territoire communal, et 
principalement du centre bourg. 



I. LE PRINCIPE DU PROJET URBAIN 

Le Projet Urbain repond a une volonte clairement affichee par la Municipalite tout au long de 
I'etude prealable, portant a la fois sur les bourgs, mais egalement sur le territoire communal : 

> Renforcer la securite des deplacements, selon une reflexion globale prenant en compte les 
differents modes de deplacement : 

. organisation des circulations principales ou liaisons intercommunales (transit), 

. mise en place d'amenagements securitaires au niveau du bourg elargi, tenant compte des 

usages etfonctions de chacune des voies, developpement des pratiques pietonnieres. 

> Requalifier les espaces publics, lieux d'expression de la vie locale : 

. mener un travail significatif sur les espaces publics : nature, fonction, rayonnement des 
places centrales (place du General Leclerc et place du General de Gaulle, formant un seul 
espace), 

. etablir des liens avec les espaces publics secondaires (Place de I'Eglise, espace de 
I'ancienne Laiterie, abords de la salle des fetes, des installations sportives et du groupe 
scolaire), 

. paysagement unitaire et hierarchise facilitant la lisibilite et le reperage aise, selon les 
differentes sequences, 

. valorisation du cadre de vie global du centre bourg (image rurale de qualite a preserver...). 
. requalification du bourg de Saubotte. 

> Reveler les qualites paysageres 

. maintien des espaces libres structurants (fenetres sur le paysage rural, effets de masques, 
presence forte de la campagne environnante), 

. conforter, affirmer, chamer les axes et boucles de cheminements pietonniers, 

. valorisation du cadre de vie en presence (qualite et diversite paysageres, sensibilites 

environnementales...), 

. requalification de la trame verte (mail plante, alignements...). 

Le projet urbain va se dessiner a partir de ces enjeux. Dans les etapes suivantes de travail de 
I'etude d'amenagement de bourg, il s'agira de lui faire prendre corps en transformant ces enjeux 
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en objectifs de developpement, afin de faire du centre bourg et de la commune de Noaillan un 
espace de vie attractif et rayonnant sur I'ensemble du secteur. 

1.1. Securiser les emplacements et usages au quotidien 

Le diagnostic a permis de mettre en evidence la structure urbaine selon un centre bourg de 
meme que le lieu de vie de La Saubotte, fortement marque par la presence d'un axe routier, peu 
adapte et peu relie a la vie locale, la R.D.8. 

Aujourd'hui cet axe de circulation traverse le bourg et cristallise un sentiment d'insecurite, tant au 
niveau du bourg, que des espaces d'entrees et d'approche du centre bourg de Noaillan, au 
regard : 

> De la configuration des lieux (en provenance du Nord, du Sud et de I'Est), emprise de la 
chaussee, linearite, vitesse excessive..., 

> De I'amenagement des carrefours principaux en coeur de bourg : espaces visuellement 
tres routiers, peu signifiants pour I'espace de vie que represents le centre bourg, 

> De I'existence d'un trafic de transit a prendre en compte (notamment de poids lourds), 

> De I'absence d'amenagements adaptes favorisant les deplacements deux roues et 
pietonniers au niveau du centre bourg. 

Enfin, le traitement actuel des voies de circulations ne permet pas d'identifier les rues et 
carrefours du centre bourg, les aires de stationnement ou enfin les espaces aux abords des lieux 
ou batiments publics. 

L'amenagement retenu permet un traitement hierarchise des voies de circulation, et favorise les 
deplacements securises, selon les differents modes de deplacement automobiliste en transit, vie 
locale, liaisons pietonnieres, afin de : 

> Creer un cadre urbain et paysager nouveau, support d une restructuration du 
centre bourg, combinee a un plan de circulation. 

> Apporter une reponse securitaire globale et durable, en tenant compte avant tout 
des pratiques et usages des habitants de Noaillan, 

> Etablir des liaisons securisees, notamment pour pietons et deux roues, entre les 
differents espaces publics et les lieux d'habitat ou equipements proches, 

> Traiter les entrees, les espaces d'approche du centre bourg. 

1. 2. Affirmer I'identite du centre bourg par la mise en valeur 
des espaces publics : 

Le diagnostic realise a permis de mettre en evidence le manque de lisibilite et d'attractivite des 
espaces publics principaux ou secondaires du bourg de NOAILLAN. 

En effet, participant fortement a la structure urbaine et a son organisation spatiale, les 
espaces publics ne vehiculent pas pour autant une image qualitative : 

. route departementale traversant le centre bourg, mais peu conforme a I'identite du centre 
bourg historique et n'incitant pas a sa decouverte, 

. differents espaces publics presents en centre bourg, meritant une requalification et une 
mise en reseau, 
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. qualite du patrimoine bati du centre bourg et notamment de la place centrale, mais 
necessite de restaurer et rajeunir son image sur le plan paysager, et dans un but de 
valorisation touristique. 

L'objectif du projet urbain est done de renforcer I'identite du bourg de NOAILLAN principalement 
comme lieu de centralite et d'attractivite, en s'appuyant sur : 

> la requalification des entrees de bourg (RD 8 et RD 221), affirmant la notion de seuil 
urbain, 

> les espaces publics strategiques du centre bourg pour faire emerger de veritables 
points structurants et de reference, rayonnant sur toute la commune, 

> les espaces publics secondaires, en assurant une coherence globale des fonctions en 
centre bourg (liaisons entre les differents poles de vie) 

> la complementarite des espaces publics, selon un respect du caractere rural et une 
continuity de traitement de ces differents lieux (espaces publics, mais egalement les rues 
principales et secondaires, les liaisons), 

> la creation d'une trame verte structurante et continue, appuyant le parti d'amenagement, 
et de cheminements pietonniers, etablissant des liaisons entre les differents points 
strategiques de la vie communale. 

Le projet urbain visant a structurer les espaces publics, permet egalement d'apporter une 
reponse securitaire globale et coherente, selon le traitement des rues secondaires, et un meilleur 
partage de la voie : organisation des circulations V.L., prise en compte des liaisons douces 
(cheminements pietonniers, traversers securisees, deplacements deux-roues...)- 

Les actions retenues ont done pour objectif de renforcer la dynamique et I'attractivite communale, 
a partir d'operations pouvant etre menees simultanement au dela de la presente etude prealable 
C.A.B., portant sur les espaces publics, les equipements (sport, loisirs, culture, detente) et le 
developpement economique ou I'accueil de nouvelles populations (mise en place de projets 
immobiliers mixtes : commerces, services, quartiers de logements). 

1. 3. Proposer un paysagement global et coherent : le volet 
paysager 

Le projet paysager et vegetal de NOAILLAN reside dans les objectifs suivants : 

> Assurer le maintien des qualites intrinseques du paysage environnant exterieur au bourg 
(limites urbaines nettes), 

> Affirmer et valoriser les entrees des bourgs, hierarchiser les voies de circulation, 

> Structurer, accompagner le parti d'amenagement urbain, animer et egayer les entrees de 
bourg pour affirmer les effets de seuils urbains. 

1. Les entrees du bourg de NOAILLAN: 

Revaloriser le traitement des entrees de bourg, en affirmant le contraste entre le paysage naturel 
environnant et les limites baties exterieures, traduire visuellement le cadre urbain par une 
troisieme dimension vegetale. 

. Restructuration vegetale de I'entree Nord du bourg (RD 8 en venant de Langon et la 
Saubotte) : 

> Marquage visuel de I'entree Nord du bourg par un traitement paysager affirme des abords de 
I'ancienne Laiterie : creation d'une prairie plantee et d'un parking en demi-cercle formant un 
point d'attrait: plantation d'arbres avec une identite affirmee, plantation de massifs d'arbustes 
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marquant les accotements et affirmant la liaison douce vers le groupe scolaire. Cet 
amenagement est suivi d'un plateau sur la RD 8 avec revetement clair marquant le carrefour 
(route de la Mole) et I'espace d'accueil du cimetiere qui sera ponctue avec un arbre tres type, 
creant un repaire visuel fort. 

. Restructuration vegetale de I'entree Est du bourg (RD 221 en venant de Bazas) : 

> Marquage de I'entree Est du bourg par un effet de seuil visuel cree par un plateau de teinte 
claire sur la RD, positionne au droit du groupe scolaire, affirme par un traitement paysager 
particulier de I'aire de stationnement (plantation d'arbre-tiges et de massifs d'arbustes a 
caractere ornemental. 

> Des liaisons douces desservant les equipements publics de part et d'autre de la RD 221 
(ecole, salle des fetes, equipements sportifs) sont accompagnees par des ponctuations 
d'arbres disposees de fagon aleatoire, et des massifs arbustifs colores renforgant cet effet 
d'entree de bourg. 

. Restructuration vegetale de I'entree Sud du bourg (RD 8 en venant de Villandraut) : 

> Marquage de I'entree Sud du bourg par un effet de seuil visuel cree par un plateau de teinte 
claire sur la RD 8, positionne au droit du carrefour avec la RD 8 E6 (quartier Chicoy Tony), et 
affirme visuellement par un encadrement d'arbre-tiges retrecissant le champ visuel et incitant 
par la au ralentissement automobile. 

2. Le coeur du bourg de NOAILLAN 

. Creation de veritables places : Place du General Leclerc, et Place du General de Gaulle 

La notion de places est creee par I'amenagement qualitatif de ces deux grands espaces ouverts, 
qui doivent etre regroupes visuellement en une seule grande place, faisant I'objet d'un traitement 
paysager d'ensemble. Les arbres presents sur la place du General Leclerc constitue les vestiges 
aleatoires d'une ancienne trame de mail plante, qui necessite d'etre requalifie et ordonnance 
pour affirmer le nouveau parti d'amenagement paysager. Par la-meme, le mail pourra s'etendre 
jusqu'a la place du General de Gaulle, permettant ainsi de reunir visuellement les deux places 
par une meme essence d'arbre. 

. La Place de I'eglise 

Elle est actuellement marquee par la presence de deux grands arbres creant des ombrages. Une 
evaluation qualitative de ces arbres devra etre faite pour decider de leur eventuel remplacement 
par de nouveau arbres, dans le cadre d'un reamenagement paysager de la place. 

. Le parking Sud de la mairie 

La reorganisation de cet espace de stationnement s'accompagnera de la plantation d'arbre-tiges 
et de massifs d'arbustes assurant une structuration paysagere de ce nouveau parking. 

. La place du Foyer rural 

La mise en valeur de cet espace comprend la plantation d'arbre-tiges marquant les angles de la 
place et creant des ombrages. 

3. Le bourg de SAUBOTTE: 

. Traitement vegetal de I'entree Sud du bourg (RD 8 en venant de Villandraut) : 

Marquage visuel de I'entree Nord du bourg par la mise en ceuvre d'un plateau avec revetement 
clair, renforce visuellement du cote Est par la plantation d'arbre-tiges creant un seuil visuel et un 
retrecissement du champ visuel incitant au ralentissement automobile. 
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ACTION 5: La Saubotte, Securiser le Carrefour Central (R.D.8/22' 
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ACTION 4: Structurer I'espace public central a NOAILLAN: 
les places du General Leclerc, du General Charles de Gaulle 





ACTION 6: Amenager la Rue de I'Eglise, la place de I'Eglise (Action non retenue) 

Action 6.1 : Amenager la Rue de I'Eglise 

Ation 6.2: Creer une aire de stationnement, aux abords de I'Eglise 
Action 6.3: Structurer la place de I'Eglise 




ACTION 1 : Securiser I'entree Nord du Bourg de Noaillan 

Securiser I'Entree Nord, les abords du cimetiere (R.D.8) 
Securiser I'approche Nord du coeur du Bourg (R.D.8) 
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V.'jf ^ ACTION 3: Securiser I'entree Est du Bourg de Noaillan (R.D.8E6) 
Securiser I'Entree Est, abords des ecoles (R.D.8E6) 
Securiser I'approche Est du coeur du Bourg (R.D.8E6) 








ACTION 7: Amenager la Rue du Calvaire (Action non retenue) 

Action 7.1 : Amenager la Rue du Calvaire, aux abords de la Mairie 
Ation 7.2: Creer une aire de stationnement paysager a I'arriere de la Mairie 
Action 7.3: Amenager la rue du Calvaire, liaison vers la Route de Villandraut 
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ACTION 2: Securiser I'entree Sud du Bourg de Noaillan 

Securiser I'Entree Sud, Route de Villandraut (R.D.8) 
Securiser I'approche Sud du coeur du Bourg (R.D.8) 
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TRAITEMENT MINERAL 

| Revetement colore sur chaussee 
(agregat, paves resine) 

■ Revetement beton desactive (chaussee, 
trottoirs) 

| J Grave Stabilises (type calcaire) 

| Revetement en enrobe (teinte noire) 

PAYSAGEMENT, PLANTATIONS 
4y Arbres tiges (mail, aligement) 
: ] Massifs arbusifs 
| Espaces enherbes 



I 



PLAN D'AMENAGEMENT GLOBAL 

Convention d'Amenagement de Bourg - Phase 3 - Septembre 2013 



ACTION 4: Structurer I'espace public central a NOAILLAN: 
les places du General Leclerc, du General Charles de Gaulle 






ACTION 5: La Saubotte, Securiser le Carrefour Central (R.D.8/22 










ACTION 1 : Securiser I'entree Nord du Bourg de Noaillan 

Securiser I'Entree Nord, les abords du cimetiere (R.D.8) LJ9 
Securiser I'approche Nord du coeur du Bourg (R.D.8) 
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ACTION 3: Securiser I'entree Est du Bourg de Noaillan (R.D.8E6) 

Securiser I'Entree Est, abords des ecoles (R.D.8E6) 
Securiser I'approche Est du coeur du Bourg (R.D.8E6) 
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Securiser I'approche Sud du coeur du Bourg (R.D.8) 



ACTION 2: Securiser I'entree Sud du Bourg de Noaillan 
Securiser I'Entree Sud, Route de Villandraut (R.D.8) 
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TRAITEMENT MINERAL 
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| J Grave Stabilises (type calcaire) 

| Revetement en enrobe (teinte noire) 

PAYSAGEMENT, PLANTATIONS 
4y Arbres tiges (mail, aligement) 
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Dans un esprit naturel et rural, les mobiliers peuvent adopter un aspect «doux», 
avec le materiau bois, 




References mobilier et materiaux 
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L'utilisation de materiaux «nobles» (pierre naturelle, terre, ...) permet une meilleure appre- 
hension qualitative et une plus grande durabilite dans le temps. 

L'association de ces materiaux avec d'autres plus contemporains (beton desactive, enrobe 
colore, ...) permet une plus grande richesse de traitement. 




Paves scies et dalles de meme materiaux creant des jeux graphiques. Melange de briques, de resine 

jaune et de beton desactive. 



Le choix peut egalement se porter pour des raisons economiques sur des materiaux moins 
naturels comme les paves et dalles en pierre reconstitute. 



Les revetements en resine sur chaussee permettant des aplats ou I'apposition d'imitation 
de paves scies. Leur durabilite reste cependant moindre par rapport a des materiaux bruts 
equivalents. 




Dalles et paves type GRIPAV L'utilisation de la resine permet des jeux de couleurs et de 

(pierre reconstitute) formes. 



II. LES FICHES ACTIONS 
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Affirmer I'identite du bourg de Noaillan 

requalification des espaces publics, securiser les usages et pratiques au quotidien 



ACTION 1 : SECURISER L'ENTREE, L'APPROCHE NORD DU BOURG DE NOAILLAN (R.D.8) 
Securiser I'entree Nord, les abords du cimetiere (R.D.8) 
Securiser I'approche Nord du bourg de Noaillan (R.D.8) 



I. CONTEXTE ET FINALITE 

11.1. Situation actuelle 

Le centre bourg de Noaillan est desservi par un reseau de routes departementales, qui marquent 
fortement la vie du centre bourg, notamment : 

> La R.D.8, en Nord-Sud, liaison Langon-Villandraut, traversant le bourg de la Saubotte, 

> La R.D.221 qui rejoint la R.D.8 en coeur de bourg de Noaillan 

La R.D.8 apparaTt comme I'axe de circulation principale, supportant a la fois des trafics de 
desserte locale, mais egalement de transit, notamment de poids lourds. 

Cet axe, de part son traitement uniforme et purement routier, ne participe pas a I'annonce du 
bourg agglomere proche (absence de marquage du passage du milieu naturel rural a un tissu 
bati, espace urbain non structure et largement ouvert aux abords du cimetiere, largeurs et 
natures des voies). 



II. 2. Objectifs de Taction 

La prise en compte de la R.D.8 selon une reflexion globale (traitement de I'entree du bourg Nord 
et de I'espace d'approche), doit permettre de renverser cette tendance, faisant ainsi de cette voie 
Nord-Sud un veritable axe structurant de la vie locale et permettant de : 

> Repondre aux attentes fortes de la Collectivite, en creant un espace securise continu, 
notamment au niveau des lieux de vie et d'expression de la vie communale, 

> Structurer I'espace de I'entree du bourg selon une sequence particuliere, un effet de porte 
aux abords de la Laiterie, 

> Proposer un amenagement urbain securise, selon un axe de circulation R.D.8 maTtrise, 
prenant en compte les pratiques et usages du bourg, 

> Conforter et renforcer les pratiques pietonnieres et deux roues, en proposant des 
amenagements adaptes (traversees securisees, liaisons vers la Place centrale en cceur 
du bourg), 

> Structurer un paysagement qualitatif, gradue, venant creer un signal fort, participant au 
resserrement du champ visuel. 



Commune de NOAILLAN p. 9 

Etude prealable a la Convention d'Amenagement du Bourg 

Michel Soule Architecte Urbaniste / B.K.M. Paysage 
Le Projet Urbain et Paysager - septembre 2013 



II. DESCRIPTION TECHNIQUE SOMMAIRE DE L'AMENAGEMENT 



Le projet propose permet, selon une meme action de traiter I'entree et I'approche Nord du centre 
bourg, par la mise en valeur des espaces de la Laiterie, entree du cimetiere notamment et voie 
de circulation elle-meme. 

Volet mineral : 

> Recalibrage de la voie de circulation, selon une chaussee de largeur 5,80m, en entree et 
approche, avec mise en ceuvre de bordures en beton, 

> Mise en place de marquage specifique au sol (plateau grande longueur sur-eleve en saillis de 
10cm), en materiaux colore (agregat et paves resine), 

> Creation de trottoirs continus en beton et d'un espace en parvis (ombrage, point de 
rencontres...), au niveau de I'entree du cimetiere, 

> Mise en place d'une aire de stationnement organisee aux abords de la Laiterie selon un 
acces et une circulation organisee (traitement en grave calcaire) : action non retenue dans le 
cadre de la C.A.B. 

> 

Volet mobilier et eclairage urbain : 

> Mise en place de bornes bois fixes de protection au niveau du carrefour global, des trottoirs 
continus. 

III. COUT ESTIMATIF GLOBAL ET VENTILATON 

(Selon tableau en page suivante, independante). 



Commune de NOAILLAN p. 10 

Etude prealable a la Convention d'Amenagement du Bourg 

Michel Soule Architecte Urbaniste / B.K.M. Paysage 
Le Projet Urbain et Paysager - septembre 2013 




TRAITEMENT MINERAL 

| Revetement colore sur chaussee 
(agregat, paves resine) 

j | Revetement beton desactive (chaussee, 
trottoirs) 

| | Grave Stabilisee (type calcaire) 

I I Revetement en enrobe (teinte noire) 




Noaillan - Entree nord devant le cimetiere 



Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 




ACTION 1 



Securiser I'entree-approche Nord de Noaillan (R.D.8) 
Securiser I'entree Nord du bourg, les abords du cimetiere (R.D.8) 
Securiser I'approche Nord du cceur du bourg (R.D.8) 



MaTtrise d'ouvrage departementale (R.D.8) 


Prix en Euros 


Qte 


P.U. 


Preparation sur bande de roulement existante (reprise rives, reprofilage, mise 
en forme chaussee) 


5 


800,00 


p 
r. 


conn 


Revetement en enrobe (tapis de finition chaussee) 


18 


320,00 


916 


20 


Total Mattrise d'ouvrage departementale 


24 


1 20,00 






Maitnse d ouvrage communale 






Qte 


D 1 1 

r.U. 


Travaux divers : 










Installation chantier 


2 


900,00 


F. 


2900 


Terrassement (deblais, remblais, mise en oeuvre fond de forme) 


2 


646,00 


147 


18 


Grille fonte reseau pluvial / adptation (rives de chaussee R.D.8) 


2 


000,00 


F. 


2000 


Bordure et caniveau en beton (rives de chaussee R.D.8) 


22 


344,00 


532 


42 


Creation plateau sur-eleve 1 Ocm en enrobe (mise en securite R.D.8) 


6 


864,00 


264 


26 


Mise en ceuvre resine sur plateaux traites a plat ou sur-eleve (agregat resine, 
bordurage en paves resine, sur enrobe), pour mise en securite R.D.8 


1 6 


008,00 


p_ 


1 6008 


Revetement en beton desactive, pour espace entree du cimetiere 


6 


174,00 


126 


49 


Revetement en beton desactive, pour trottoirs 


38 


122,00 


778 


49 


Depose, mise a la cote, raccordement ouvrages E.P., regards de visite, reseaux 
divers 


3 


200,00 


F. 


3200 


Travaux divers (traitement entrees privatives, seuils, emmarchements) 


3 


900,00 


F. 


3900 


Signalisation horizontale et verticale 


2 


200,00 


F. 


2200 


Espaces verts, plantations : 










fl rhroc tinac 

Miuicb uycb 




0,00 




LOU 


Espaces verts (plantes tapissantes, massifs arbustifs) 




0,00 


0 


55 


Espaces verts (surface enherbee) 




0,00 


0 


1 1 


Mobilier urbain : 










Borne bois fixe 


2 


016,00 


21 


96 


Borme metallique fixe (h.80cm) 




0,00 


0 


255 


Garde corps metal / bois 




0,00 


0 


310 


Banc metal / bois 




0,00 


0 


680 


Corbeille de proprete 




0,00 


0 


380 


Appui velos 




0,00 


0 


305 


Divers et imprevus : valeur 15% 


16 


256,10 


Est. 


16256,1 


Eclairage public : sous Tutelle Syndicat 










Total Mattrise d'ouvrage communale 


124 630,10 














Frais d'etudes et honoraires (14%) : geometre 1%, maitre d'oauvre 10%, coordination 
SPS 1 %, frais divers 2% 


17 


448,21 














total general H.T. 


142 


078,31 






T.V.A. 19,60% 


27 


847,35 






total general T.T.C. 


169 


925,66 
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COMMUNE DE NOAILLAN 
Etude prealable a la Convention d'Amenagement du Bourg 



Affirmer I'identite du bourg de Noaillan 

requalification des espaces publics, securiser les usages et pratiques au quotidien 



ACTION 2 : SECURISER L'ENTREE, L'APPROCHE SUD DU BOURG DE NOAILLAN (R.D.8) 
Securiser I'entree Nord, Route de Villandraut (R.D.8) 
Securiser I'approche Sud du cceur du bourg de Noaillan (R.D.8) 



I. CONTEXTE ET FINALITE 

11.1. Situation actuelle 

Le centre bourg de Noaillan est parcouru par un reseau de routes departementales, qui marquent 
fortement la vie du centre bourg, notamment la R.D.8 (en Nord-Sud, liaison Villandraut-Langon). 

La R.D.8 apparaTt comme I'axe de circulation principale, supportant a la fois des trafics de 
desserte locale, mais egalement de transit (notamment de poids lourds), qui font apparaTtre de 
surcroit des vitesses excessives. 

Les amenagements existants au niveau de I'entree Sud caracteristiques du milieu rural 
(traitement des accotements, gabarit de la R.D.8, trottoirs non continus), ne creent pas un signal 
suffisant d'entree du bourg du bourg agglomere. 

11. 2. Objectifs de Taction 

La prise en compte de la R.D.8 selon une reflexion globale, particulierement au niveau de 
I'espace d'entree et d'approche Sud, doit permettre de structurer ces espaces, permettant ainsi 
de : 

> Percevoir I'approche du cceur du bourg, des habitations tout le long de la R.D.8, mais 
egalement le changement de comportement necessaire de I'automobiliste, 

> Proposer un traitement global et unitaire, selon des amenagements adaptes et securises 
(points specifiques creant des seuils visuels reguliers...), 

> Repondre aux attentes fortes de la Collectivite et des habitants, en creant un espace 
securise continu, favorisant I'appropriation globale de cet espace. 

II. DESCRIPTION TECHNIQUE SOMMAIRE DE L'AMENAGEMENT 

Volet mineral : 

> Recalibrage de la voie de circulation, selon une chaussee de largeur 5,80m, avec mise en 
place de bordures en beton, 

> Creation de trottoirs continus traites en beton desactive de part et d'autre de la voie en 
approche du cceur du bourg, ou d'un trottoir cote Ouest seul en entree traite en grave calcaire 

> Mise en place de plateaux securisees, traites a plat ou en saillis de 10cm, selon un rythme 
regulier (revetement en agregat et paves en resine de teinte claire), 

III. COUT ESTIMATIF GLOBAL ET VENTILATON 

(Selon tableau en page suivante, independante). 
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Noaillan - Entree sud - panneau d'agglomeration 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 



Noaillan - Entree de bourg sud 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 2 - 2013-05-14 



ACTION 2 : Securiser I'entree-approche Sud de Noaillan (R.D.8) 

Securiser I'entree Sud du bourg, Route de Villandraut (R.D.8) 
Securiser I'approche Sud du cceur du bourg (R.D.8) 



MaTtrise d'ouvrage departementale (R.D.8) 


Prix en Euros 


Qte 


P.U. 


Preparation sur bande de roulement existante (reprise rives, reprofilage, mise 
en forme chaussee) 


4 


900,00 


F. 


4900 


Revetement en enrobe (tapis de finition chaussee) 


16 


960,00 


848 


20 


Total Maitrise d'ouvrage departementale 


21 


860,00 






Maitrise d'ouvrage communale 










Travaux divers : 










Installation chantier 


2 


900,00 


F. 


2900 


Terrassement (deblais, remblais) 


2 


430,00 


135 


18 


Creation reseau pluvial enterre : canalisation CR8 0300 a o1 25, busage fosse, 
avec drain agricole, pour assainissement pluvial de la R.D.8 


7 


544,00 


92 


82 


Grille fonte reseau pluvial (rives de chaussee R.D.8) 




0,00 


0 


580 


Bordure et caniveau en beton (rives de chaussee R.D.8) 


1 1 


256,00 


268 


42 


Bordure en beton A2, PI (fond de trottoir, entourage arbres, entree privative) 


2 


496,00 


96 


26 


Bordure en beton (aire de stationnement) 




0,00 


0 


28 


Revetement en enrobe (V.C., aire de stationnement) 




0,00 


0 


18 


Creation plateau sur-eleve 1 0cm en enrobe (mise en securite R.D.8) 


2 


808 00 


108 


26 


Mise en ceuvre resine sur plateaux traites a plat ou sur-eleve (agregat resine, 
bordurage en paves resine, sur enrobe), pour mise en securite R.D.8 


4 


384,00 


F. 


4 384 


Revetement en beton desactive, pour trottoirs 


13 


132,00 


268 


49 


Revetement en grave stabilisee, pour cheminement pietionnier, trottoirs 


5 


632,00 


176 


32 


Depose, mise a la cote, raccordement ouvrages E.P., regards de visite, reseaux 
divers 


1 


1 00,00 


p. 


1 1 00 


Travaux divers (traitement entrees privatives, seuils, emmarchements) 


2 


400,00 


F. 


2400 


Signalisation horizontale et verticale 


1 




F. 


1 460 


Espaces verts, plantations ." 










Arbres tiges 




0,00 


0 


290 


Espaces verts (plantes tapissantes, massifs arbustifs) 




0,00 


0 


55 


rcr\or*oc wflrtc / ci 1 0 /~ 0 onhorhcifi 1 
Cb|JdUcb Vcl Lb (bUllduc cilllclUccy 




0,00 




1 -] 


Mobilier urbain : 










Borne bois fixe 




0,00 


0 


96 


Borme metallique fixe (h.80cm) 




0,00 


0 


205 


Garde corps metal / bois 




0,00 


U 


Tin 


Banc metal / bois 




0,00 


0 


680 


Corbeille de proprete 




0,00 


0 


380 


Appui velos 




0,00 


0 


305 


Divers et imprevus : valeur 15% 


8 


631,30 


Est. 


8631,3 


Eclairage public : sous Tutelle Syndicat 










Total Maitrise d'ouvrage communale 


66 


773,30 














Frais d'etudes et honoraires (14%) : geometre 1%, maitre d'oauvre 10%, coordination 




264,26 






SPS 1 %, frais divers 2% 


9 














total general H. T. 


75 


437,56 






T.V.A. 19,60% 


14 


785,76 






total general T.T.C. 


90 


223,32 
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COMMUNE DE NOAILLAN 
Etude prealable a la Convention d'Amenagement du Bourg 



Affirmer I'identite du bourg de Noaillan 

requalification des espaces publics, securiser les usages et pratiques au quotidien 



ACTION 3 : SECURISER L'ENTREE L'APPROCHE EST DU BOURG DE NOAILLAN (R.D.221) 
Securiser I'entree Est, les abords de I'ecole (R.D.221) 
Securiser I'approche Est du cceur du bourg de Noaillan (R.D.221) 



I. CONTEXTE ET FINALITE 

11.1. Situation actuelle 

Le centre bourg de Noaillan se caracterise selon un bourg agglomere homogene, constitue d'Tlots 
batis homogenes (fagades sur rue, en ordre continu), et de differentes extensions autour du 
bourg historique : 

> Ensembles d'habitats autour du bourg, 

> Pole d'equipements publics situe a I'Est du bourg (groupe scolaire, salle des fetes, 
espaces loisirs-detente), 

L'axe secondaire du centre bourg (R.D.221), venant se raccorder a la voie de circulation 
principale (R.D.8), participe au fonctionnement urbain et a I'organisation de la vie du bourg : 

> Echanges et continuity entre les differents espaces et lieux de vie publique (pole des 
equipements, Places du cceur du bourg), 

> Circulations et deplacements automobiles, deplacements doux, notamment des enfants. 

De plus, le traitement routier dominant semble en contradiction avec I'ambiance rurale du cceur 
du bourg : les routes departementales apparaissant comme le referent principal (gabarit et 
traitement des chaussees, absence de trottoirs...). 

11. 2. Objectifs de Taction 

Cette voie secondaire du centre bourg represente un potentiel de structuration urbain et 
paysager, qu'il convient de mettre en valeur selon un respect de I'identite du centre bourg. 

L'amenagement de la Route des Ecoles permet d'apporter une perception qualitative, venant 
renforcer I'attractivite globale du centre bourg : 

> Structurer un espace continu, support de deplacements securises notamment pietonniers, 

> MaTtriser les circulations selon un marquage de plateaux reguliers, constituant des points 
de jalonnement, 

> Renforcer la perception des espaces traverses, selon un traitement et des materiaux 
adaptes, 

> Organiser I'articulation et la desserte des differents equipements, 

> Creer une aire de stationnement paysagee, repondant a la demande permanente pour les 
differents equipements. 

II. DESCRIPTION TECHNIQUE SOMMAIRE DE L'AMENAGEMENT 

Au niveau de la rue des Ecoles, le projet urbain et paysager s'appuie sur un traitement unitaire, 
selon un choix de materiaux prolongeant l'amenagement de I'espace central en cceur de bourg. 
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Volet mineral : 

> Maintien de la voie de circulation existante, mise en place de bordures en beton, 

> Creation de trottoirs continus de part et d'autre de la chaussee : 
. traites en grave calcaire pour la partie entree du bourg, 

. traites en beton desactive pour la partie approche du cceur du bourg, 

> Mise en place de plateaux en marquage sur chaussee, traites a plat ou en saillis de 10cm. 

Volet mobilier : 

> Mise en place de bornes bois fixes en accompagnement de I'amenagement (marquage des 
points specifiques traites en plateaux). 

III. COUT ESTIMATIF GLOBAL ET VENTILATON 

(Selon tableau en page suivante, independante). 
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Commune de NOAILLAN 
Etude prealable a la Convention d'Amenagement de Bourg NORD 
Michel Soule (architecte-urbaniste)/B.K.M.(paysage environnement) 
Phase 3: Fiches Actions, Septembre 201 3 

0 10 20 30 50 



A 




NOAILLAN - ACCES AUX CRECHES ET ECOLES 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 






Noaillan - Parking du bourg-neuf 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 





4 ri!f 


I 




i ~ 













ETAT PROJETE 



Action non retenue 



ETAT INITIAL 





Noaillan - Entree coeur de bourg est 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 2 - 2013-05-14 




ACTION 3 : Securiser I'entree-approche Est de Noaillan (R.D.221 ) 



Securiser I'entree Est du bourg, Route de Villandraut (R.D.221 ) 






Securiser I'approche Est du cceur du bourg (R.D.221) 








Maiurise a ouvrage aepariemeniaie {t<.u.c.di) 


Prix Gn Euros 


Qte 


P.U. 


Preparation sur bande de roulement existante (reprise rives, reprofilage, mise 


0,00 


F. 


0 


en forme chaussee) 




Rpyptpmpnt pn pnrnhp ('tani<; Hp finitinn phan^^^pi 

IxCVCLCI 1 ICI IL C 1 1 CI II UL/C ^ LCI IJ 1 0 UC 1 1 1 1 1 L 1 \J 1 1 V^IICIUOO^O/ 


0,00 


0 


20 


Totdf MdftrisG d'ouvrsQG clGpsrtGmGntdlG 


0,00 






Maitrise d'ouvrage communale 




Qte 


P.U. 


Travaux divers : 








Installation chantier 


3 400,00 


F. 


3400 


Terrassement (deblais, remblais, mise en oeuvre fond de forme) 


5 040,00 


280 


18 


Creation reseau pluvial enterre : canalisation CR8 0400 a 01 25, raccordement 
au reseau existant 


n net 


0 


82 


Grille fonte reseau pluvial (rives de chaussee R.D.ZZ1 ) 


0,00 


0 


680 


Bordure et caniveau en beton (rives de chaussee R.D.221 ) 


12 936,00 


308 


42 


Bordure en beton A2, PI (fond de trottoir, entourage arbres, entree privative) 


5 408,00 


208 


26 


Bordure en beton (aire de stationnement) 


0,00 


0 


28 


RanHpaii pn pnrnhp rlpn^p larn 4(~)pm frpnriQP rivp Hp phaii<s<ipp R [~1 221 Riiitp 

UQI IUCQU CI 1 C I 1 1 U LfC UCI IjC 1 d 1 L^ . ^ W L- 1 1 1 \ I C | J 1 1 o C 1 1 vC UC LI IdU JJCC 1 \ . 1 '.£_£_ 1 . 3U 1 LC 

pose des bordures) 


3 224,00 


124 


26 


Creation plateau sur-eleve 1 Ocm en enrobe (mise en securite R.D.221 ) 


4 732,00 


1 82 


26 


Mi^p pn ppi ivrp rpQinp <siir nlatpaiiY traitp<i a nipt nil <siir-p|p\/p fanrpnat rpQinp 

1 v l IjC C 1 1 U>U VIC ICONIC JUI UlaLCdUA L 1 <X 1 LC o d UlaL yj LI oUI CICVC I dlJ 1 CLJ d L ICONIC, 

bordurage en paves resine, sur enrobe), pour mise en securite R.D.221 


9 276,00 


F. 


9276 


Rpwptpmpnt Pn hpton rlpQaptivp flinnanp pn navanp nil Hallanp^ nnur trnttnirQ 

l\C V C LCI 1 IC 1 1 L CM UC LUI 1 LICodCLIVC ^NLJIIdLIC CM UPVaUC UU LldlldUC^, IJ\JL!I LIVJLLLNIO 


14 700,00 


jUU 


A Q 


Rouotomont pn nrQ\/o ctahilicpp nni ir Irnttnirc 
I\C VC LCI 1 ICI 1 L CM LJIdVC oLdUllloCC, pUUI LI ULLUIIo 


0,00 


rt 
U 




Depose, mise a la cote, raccordement ouvrages E.P., regards de visite, reseaux 
divers 


0,00 


F. 


0 


Travaux divers (traitement entrees privatives, seuils, emmarchements) 


2 800,00 


F. 


2800 


Signalisation horizontale et verticale 


1 120,00 


F. 


1 1 20 


Espaces verts, plantations : 








Arbres tiges 


0,00 


0 


280 


Espaces verts (plantes tapissantes, massifs arbustifs) 


0,00 


0 


55 


Espaces verts (surface enherbee) 


0,00 


0 


1 1 


Mobilier urbain : 








DOrrie uuis rixe 


S 488 00 


56 


98 


Borme metallique fixe (h.80cm) 


0,00 


U 


25b 


Garde corps metal / bois 


0,00 


0 


310 


Banc metal / bois 


0,00 


0 


680 


Corbeille de proprete 


0,00 


0 


380 


Appui velos 


0,00 


0 


305 


Divers et imprevus : valeur 15% 


10 218,60 


Est. 


10218,6 










Eclairage public : sous Tutelle Syndicat 








Total Maitrise d'ouvrage communale 


78 342,60 














Frais d'etudes et honoraires (14%) : geometre 1%, maTtre d'ceuvre 10%, coordination 
SPS 1 %, frais divers 2% 


10 967,96 














total general H.T. 


89 310,56 






T.V.A. 19,60% 


17 504,87 






total general T.T.C. 


106 815,43 
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COMMUNE DE NOAILLAN 
Etude prealable a la Convention d'Amenagement du Bourg 



Affirmer I'identite du bourg de Noaillan 

requalification des espaces publics, securiser les usages et pratiques au quotidien 



ACTION 4 : STRUCTURER L'ESPACE PUBLIC CENTRAL 

Les Places du General De Gaulle et du General Leclerc (R.D.8) 



I. CONTEXTE ET FINALITE 

11.1. Situation actuelle 

Actuellement, I'espace central forme des Places du General de Gaulle et du General Leclerc 
apparaTt comme un vaste espace public banalise, fragmente, non securise, ou predomine 
largement I'usage automobile, selon : 

> La voie principale de circulation R.D.8, qui marque fortement le lieu, 

> Les voies secondaires qui renforcent le sentiment de coupure entre les Places et les maisons 
qui les bordent, 

> Les Places elles memes, laissees en usage libre, notamment a I'automobile. 

En effet, malgre son potentiel ce vaste espace du cceur de bourg vehicule une image peu 
attractive et n'assure pas son role de centralite et d'element federateur sur le territoire communal. 

Enfin, I'image peu valorisante et "degrade" de cet espace ne permet pas de : 

> Signifier la presence des commerces et services, garants de la dynamique urbaine, 

> Mettre en valeur I'entite architecturale, la composition urbaine globale 

> Favoriser les pratiques pietonnieres securisees au niveau du cceur du bourg. 

11. 2. Objectifs de Taction 

Le projet urbain et paysager permet de composer, restaurer et affirmer cet espace public 
remarquable, selon une seule et meme entite, pour en faire un veritable lieu de vie et d'echanges 
permanents, situe sur un point de passage, amene a jouer un role majeur dans le bourg de 
Noaillan : 

> securiser globalement I'espace des Places : casser la vitesse par la mise en ceuvre de 
plateaux de teinte claire, reunissant visuellement les deux Places, avec creation d'une zone 
30, introduisant une ambiance plus calme et des circulations apaisees, 

> structurer les Places du General Leclerc et du General de Gaulle, pour en faire un lieu 
d'animation de type "place du champ de foire" permettant d'accueillir des activites diverses : 
marche hebdomadaire, vide grenier, manifestations au quotidien ou evenementielles..., 

> constituer un espace vert/ouvert de grande qualite, lieu de detente et de promenade, mais 
aussi un espace connecte aux liaisons douces inter-quartiers, 

> maintenir une large ouverture visuelle sur les elements de composition de cet espace : 
. alignement des belles fagades baties ouvertes sur les places, 

. mail plante recompose, 

. liaisons vers la place de I'eglise et la rue des Ecoles. 

> integrer un vaste espace libre a usages multiples, tres utile a la fois pour les animations de la 
place elle-meme et pour les usages lies a la vie des bourgs, ou encore le stationnement au 
quotidien (organiser le stationnement dans le respect et le partage de cet espace public), 
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> creer un poumon de verdure par la restructuration du mail plante, et conserver un vaste 
espace libre au coeur du bourg, en y introduisant des surfaces vertes en accord avec le cadre 
rural (pelouses et massifs arbustifs bas, maintenant I'ouverture visuelle au niveau de la 
place). 

II. DESCRIPTION TECHNIQUE SOMMAIRE DE L'AMENAGEMENT 

Volet mineral / volet vegetal : 

L'amenagement comprend a la fois des espaces mineraux et des espaces vegetaux, afin de : 

> composer I'espace globalement jusqu'au pied des fagades baties, en tenant compte de 
I'emprise totale (publique / privee), 

> structurer les deplacements selon un reseau de voirie et trottoirs hierarchise : 

. route departementale en enrobe noir amenagee en zone 30, avec un plateau sur-eleve au 

niveau du carrefour principal, des plateaux aux revetements de teinte claire, pour creer des 

transversales visuelles (plateau continu sur-eleve en carrefour des R.D.8 / 221) 

. voie de desserte principale au Sud de la place, traitee en enrobe et bordures en beton, 

. voie de desserte fine contournant la Place par le Nord, traitee en revetement bicouche avec 

granulats de teinte claire et bordures beton, 

. trottoirs en beton desactive avec granulats de teinte claire, assortie a la teinte de la pierre 
naturelle des fagades baties, 

> Traiter le centre de I'espace (au niveau des deux Places) en grave compactee (revetement 
permeable), 

> Recreer un mail plante d'arbre-tiges de type feuillus, ordonnance selon le nouveau parti 
d'amenagement, avec presence de massifs arbustifs tapissant, ponctuant le pied des arbres. 

> Mettre en ceuvre de larges espaces engazonnes donnant une part importante aux « surfaces 
vertes »permeables et d'aspect rustique, 

> Reserver un espace pour la construction possible d'une Halle ouverte/couverte (pouvant etre 
implantee a I'extremite Ouest de la place), dans un espace plus calme. 

Volet mobilier et eclairage urbain : 

> Mise en place d'un mobilier urbain d'accompagnement : bornes bois anti-stationnement, 
bordures bois delimitant les revetements en grave, bancs et corbeilles de proprete. 

> Mise en place d'un eclairage specifique d'animation du lieu : candelabres localises le long de 
la voie principale et des voies secondaires, possibility d'appliques lumineuses sur les fagades 
pour limiter le nombre de mats, pouvant etre accompagnes de bornes bois implantees au 
niveau de la place ou le long des voies principale et secondaires. 

> Mise en place d'une signaletique, en adequation avec I'ambiance rurale du bourg de Noaillan. 

> Signalisation informative et touristique. 

> Creation d'une Halle ouverte/couverte, type poteau bois, charpente traditionnelle bois, 
couverture tuiles canal et zinguerie (projet non retenu dans I'immediat). 



III. COUT ESTIMATIF GLOBAL ET VENTILATON 

(Selon tableau en page suivante, independante). 
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ACTION 4: Structurer I'espace public central a NOAILLAN: 
les places du General Leclerc, du General Charles de Gaulle 



Place du General Leclerc, du General De Gaulle: 

- amenagement d'un espace global et unitaire, 

- creation d'un carrefour securise R.D.8 / 221 , (plateau central sur eleve), d'une 
vois principa au Sud de I'espace (larg 5,80 m , en enrobe), de poches de 
stationnements, 

- creation d'une voie a sens unique au Nord (desserte des habitations, 
stationnements) 

- amenagement de parvis au droit des equipements de larges trottoirs au niveau 
des commerces, services, habitations 

- creation d'un vaste espace central, traite en grave calcaire et en herbe rustique, 
plantations d'arbres, de massifs plantes (construction d'une halles 
couverte/ouverte a plus long terme) 

- mise en place de mobliliers urbains, d'eclairage public . 



Coupe / Profll en travers : Action 4 / C (sehn relev^ Etat des Ileux ptaquette diagnostic) 

chaussee RD8 



Place General 
Leclerc, Arret de bus 



Place General de 
Gaulle, Arret de bus 




,4 m 



Etat des lieux 1/200° 

Place General trottoir beton 
Leclerc, grave desactive 
calcaire bord. T2 beton 
(vue 2 cm) 



creation plateau 
sur eleve 1 0cm en 
enrobe, colore 



trottoir beton Place General 

desactive De Gaulle, 

bord. T2 beton enherbe 
{vue 2 cm) 



2,9 m 



5,8 m 



2,2 m 



Etst Projete J/200" 






\\ ( 2 ) 



V 




ACTION 1 : Securiser I'entree Nord du Bourg de Noaillan 

Securiser I'Entree Nord, les abords du cimetiere (R.D.8) 
Securiser I'approche Nord du coeur du Bourg (R.D.8) 




"05 





0/e rna/e, 



(1) 







\ Voie C^St Bibliotheque 


A \ I 









General De Gat 



Place du General Leclerc 





Halle ouverte/couvertej 



R.D.221 Route des Ecoles 



(2) 




iVoie C na 



3 lace 



(1) 




NORD 





TRAITEMENT MINERAL 

( Revetement colore sur chaussee (agregat, 
paves resine) 

| Revetement beton desactive (chaussee, 
trottoirs) 

| ^] Grave Stabilisee (type calcaire) 

| Revetement bicouche alluvionnaire 

j | Revetement en enrobe (teinte noire) 

^ Arbres tiges (mail, aligement) 
( U Massifs arbusifs 
[ ^\ Espaces enherbes 



ACTION 2: Securiser I'entree Sud du Bourg de Noaillan 

Securiser I'Entree Sud, Route de Villandraut (R.D.8) 
Securiser I'approche Sud du coeur du Bourg (R.D.8) 
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Noaillan - Places centrales - Depuis la RD 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 



Noaillan - Places centrales - Depuis la mairie - variante enherbee 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 



Noaillan - Places centrales - Depuis la mairie 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 



Noaillan - Entree coeur de bourg est 
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ACTION 4 : Structurer les Places General Leclerc et General de Gaulle (R.D.8) 
MaTtrise d'ouvrage departementale (R.D.8) 



Prix en Euros 



Eclairage public : sous Tutelle Syndicat 



Frais d'etudes et honoraires (14 1 
SPS 1 %, frais divers 2% 



Total Mattrise d'ouvrage communale 

: geometre 1%, maftre d'ceuvre 10%, coordination 
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total general T.T.C. 



302 460,40 



42 344,46 



344 804,86 
67 581,75 
412 386,61 



Qte 



P.U. 



Preparation sur bande de roulement existante (reprise rives, reprofilage, mise 
en forme chaussee) 


5 


900 OO 


p 

r. 




Revetement en enrobe (tapis de finition chaussee) 


17 


600,00 


880 


20 


sous total 


23 


500,00 






Martrico rl'miurano rnmmunalo 
l v ldlllloG u UUVIctuc 1 II IIUIICIIC 










Travaux divers : 










Installation chantier 


6 


100,00 


F. 


6100 


Terrassement (deblais, remblais) 


8 


672,00 


542 


16 


Creation reseau pluvial enterre, raccordement au reseau existant, pour 
evacuation des eaux des routes departementales 


1 1 


200,00 


140 


80 


. Collecteur principal 06OO 


4 


440,00 


37 


120 


. Reseau secondaire 0300 


1 


886,00 


23 


82 


. Raccordement regards 01 00 a 125 


2 


660,00 


38 


70 


Creation reseau pluvial enterre, raccordement au reseau existant, pour 
evacuation des eaux des Places et Voies Communales 


1 1 


200,00 


140 


80 


. Collecteur principal 06OO 






38 


1 20 




1 


886,00 


23 


82 


. Raccordement regards 0100 a 1 25 


2 


660,00 


38 


70 


Grille fonte reseau pluvial (rives de chaussee R.D.8) 




0,00 


0 


690 


Caniveau qrille 1 00 (pieds de facades) 


3 


712,00 


32 


116 


DUfUUIc \ C c I Ldl HVcdU cN Uc LUf 1 \ 1 1 V cb Uc CMdUbbcc l\.U.O) 


g 


744,00 


L. O L. 


42 


Bordure T2 en beton (rives de chaussee V.C.*) 


g 


1 28 00 






Bordure en beton PI (fond de trottoir, massif plante, entourage arbre) 


6 


006,00 


231 


26 


Bordure en beton T2 (aire de stationnement) 


3 


136,00 


112 


28 


Caniveau en beton CC1 (marquaqe axe V.C. Ruelle du Petit Cercle, voie Nord 
de la Place, abords Mairie) 


6 


732,00 


198 


34 


Voie nouvelle creee : structure, tapis de finition en enrobe (V.C. Sud Place) 


14 


994,00 


357 


42 


Voies communales existantes : reprofilage, finition bicouche alluvionnaire (V.C. 


20 


556,00 


1 142 




Ruelle du Petit Cercle, V.C. Nord de la Place, V.C. Nord cote Bibliotheque) 


18 


Aires de stationnement creees : structure, finition en bicouche alluvionnaire 


5 


376,00 


192 


28 


Creation plateau sur-eleve 1 0cm en enrobe (mise en securite R.D.8) 


8 


892,00 


342 


26 


Mise en ceuvre resine sur plateaux traites a plat ou sur-eleve (agregat resine, 
bordurage en paves resine, sur enrobe), pour mise en securite R.D.8 


9 


864,00 


F. 


9 864 


Revetement en beton desactive, pour trottoirs (facades Sud, parvis 
Bibliotheque) 


53 


116,00 


1084 


49 


Revetement en grave stabilisee, pour trottoirs 


12 


960,00 


405 


32 


Revetement en grave stabilisee, pour espace central Places General de Gaulle 
et General Leclerc (Vahante) 




0,00 


n 
\j 




Revetement en grave compactee, pour espace central Places General de Gaulle 
et General Leclerc 


20 


320,00 


1270 


16 


Revetement en pavage, traitement des pieds de facades (Vahante) 




0,00 


F. 


0 


Depose, mise a la cote, raccordement ouvrages E.P., regards de visite, reseaux 
divers 


1 


800,00 


F. 


1800 


Travaux divers (adaptation entrees privatives, seuils, emmarchements) 


3 


yuu,uu 


F. 


3900 


Signalisation horizontale et verticale 


2 


560,00 


F. 


2560 


Espaces verts, plantations : 










Arbres tiges 


5 


220,00 


18 


290 


Espaces verts (plantes tapissantes, massifs arbustifs) 


5 


775,00 


105 


55 


Espaces verts (surface enherbee) 


8 


910,00 


810 


1 1 


Mobilier urbain : 










Borne bois fixe 


3 


384,00 


OD 




Banc metal / bois 


2 


320,00 


4 


580 


Corbeille de proprete 


380,00 


1 


380 


Appui velos 


915,00 


3 


305 


Appui velos 




0,00 


0 


305 


Divers et imprevus : valeur 10% 


27 


496,40 


Est. 


27496,4 
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Affirmer I'identite du bourg de Noaillan et de La Saubotte 

requalification des espaces publics, securiser les usages et pratiques au quotidien 



ACTION 5 : SECURISER LE CARREFOUR CENTRAL DE LA SAUBOTTE 



I. CONTEXTE ET FINALITE 

11.1. Situation actuelle 

Localise au Nord bourg de Noaillan, le hameau de La Saubotte constitue un ensemble urbain a 
part entiere qui developpe ses caracteristiques propres, notamment residentielle. 

A I'image du centre bourg de Noaillan, le hameau de la Saubotte, s'est organise le long de I'axe 
principal de circulation que le traverse (R.D.8), mais egalement la R.D. 221 (noyau historiques et 
extensions urbaines). 

Situe au centre du hameau de La Saubotte, le carrefour principal constitue un point sensible, en 
terme d'echanges et de marquage du lieu. 

Malgre les amenagements realises au niveau de la traversee de La Saubotte, la vocation de ce 
lieu en tant qu'espace structurant, n'est pas clairement ressenti : 

> presence affirmee des voies de circulation, image routiere dominante liee a la presence du 
carrefour, absence de traitement et de continuite urbaine, 

> sentiment d'insecurite, 

> presence du hameau agglomere de La Saubotte peu affirmee. 



II. 2. Objectifs de Taction 

Le projet urbain et paysager permet de structurer cet ensemble, afin qu'il participe au 
renforcement de I'identite et de la centralite, rayonnant sur I'ensemble du hameau de La 
Saubotte : 

> Rationaliser plus justement I'espace par un partage de I'espace public, selon les 
differentes fonctions rencontrees : 

. marquage fort du lieu par un traitement du carrefour principal de type plateau sur-eleve 
. creation d'espaces d'accompagnement de type trottoirs, traversees securisees, selon 
une continuite de materiaux, 

> Securiser les usagers pietonniers et specifiques lies notamment a I'arret des bus : 
. liaisons continues et securisees au niveau des trottoirs, 

. creation d'un arret de bus en site propre, 

> Mettre en valeur I'entite architecturale du lieu (perspectives, composition a partir des 
batiments presents, ouvertures visuelles), 

> Respect, maintien de la qualite de vie et le cadre bucolique (amenagement simple et 
qualitatif). 
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II. DESCRIPTION TECHNIQUE SOMMAIRE DE L'AMENAGEMENT 



Volet mineral : 

L'amenagement du carrefour s'etend sur la totalite de I'espace public, en tenant compte de 
chacune des voies : 

> Maintien de la voie de circulation existante en largeur 5,80m, mise en place de bordures en 
beton, 

> Creation d'un plateau global au niveau du carrefour, traite en materiaux clairs (agregat resine 
colore) 

> Mise en place de trottoirs en grave calcaire, 

> Insertion d'un arret bus, traite en enrobe et revetu en agregat resine colore. 

Volet mobilier et eclairage urbain : 

Le mobilier urbain permet d'assurer la cohesion de I'ensemble, alliant fonctionnalite et perception 
qualitative du lieu, selon un langage simple et respectueux du cadre rural : 

> Mise en place de bornes bois fixes, venant border le carrefour et securiser le fonctionnement 
de I'arret de bus. 



III. COUT ESTIMATIF GLOBAL ET VENTILATON 

(page suivante) 
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La Saubotte - Carrefour central 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 



ACTION 5 : La Saubotte : securiser le carrefour central (R.D.8 / R.D.221 ) 



MaTtrise d'ouvrage departementale (R.D.8 / 221) 


Prix en Euros 


Qte 


P.U. 


Preparation sur bande de roulement existante (reprise rives, reprofilage, mise 


0,00 


F. 


0 


en forme chaussee) 




Revetement en enrobe (tapis de finition chaussee) 


0,00 


0 


20 


sous total 


0,00 






MaTtrise d'ouvrage communale 




Qte 


P.U. 


Travaux divers ■ 








Installation chantier 


3 100,00 


F. 


3100 


Terrassement (deblais, remblais, mise en oeuvre fond de forme) 


1 260,00 


70 


18 


Creation reseau pluvial enterre : canalisation CR8 0400 a o1 25, raccordement 
au reseau existant, pour assainissement pluvial de la R.D.8 


0,00 


0 


82 


Grille fonte reseau pluvial (rives de chaussee R.D.221 ) 


1 3fin on 


L. 


DoU 


Bordure et caniveau en beton (rives de chaussee R.D.221 ) 


0 1 0£,UU 


1 46 


42 


Bordure en beton A2, PI (fond de trottoir, entourage arbres, entree privative) 


31 2,00 


1 2 


26 


Bordure en beton (aire de stationnement) 


0,00 


0 


28 


Creation plateau sur-eleve 1 Ocm en enrobe (mise en securite R.D.8) 


13 260,00 


510 


26 


Mise en ceuvre resine sur plateaux traites a plat ou sur-eleve (agregat resine, 
bordurage en paves resine, sur enrobe), pour mise en securite R.D.8 


10 844,00 


F. 


10844 


Revetement en beton desactive, pour quai arret de bus 


0,00 


0 


49 


Revetement en grave compactee, pour trottoirs 


4 448,00 


278 


16 


Depose, mise a la cote, raccordement ouvrages E.P., regards de visite, reseaux 
divers 


550,00 


F. 


550 


Signalisation horizontale et verticale 


1 900,00 


F. 


1900 


Espaces verts, plantations : 








Arbres tiges 


0,00 


0 


280 


Espaces verts (plantes tapissantes, massifs arbustifs) 


0,00 


0 


55 


Espaces verts (surface enherbee), pour reprise arriere bordures 


0,00 


0 


1 1 


Mobilier urbain : 








Borne bois fixe 


1 568,00 


16 


98 


Borme metallique fixe (h.80cm) 


0,00 


0 


255 


Garde corps metal / bois 


0,00 


0 


310 


Banc metal / bois 


0,00 


0 


680 


Corbeille de proprete 


0,00 


0 


380 


Appui velos 


0,00 


0 


305 


Divers et imprevus : valeur 15% 


6 710,10 


Est. 


6710,1 



Eclairage public : sous Tutelle Syndicat 



Frais d'etudes et honoraires (14 1 
SPS 1 %, frais divers 2% 



Total Maitrise d'ouvrage communale 

: geometre 1%, maftre d'ceuvre 10%, coordination 

total general H. T. 
T.V.A. 19,60% 
total general T.T.C. 



51 444,10 



7 202,17 



58 646,27 
11 494,67 
70 140,94 
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III. SYNTHESE ET PROGRAM MATION 
DES ACTIONS RETENUES 
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RECAPITULATE DES ACTIONS A METTRE EN CEUVRE 

(Chiffrage indiques en €uros H.T., septembre 2013) 



ACTIONS RETENUES : 



Action 1 : Securiser I'entree-approche Nord du Bourg de Noaillan (R.D.8) 142 078,31 € 

Securiser I'entree Nord, les abords du cimetiere (R.D.8) 
Securiser I'approche Nord du bourg de Noailan (R.D.8) 

Action 2 : Securiser I'entree-approche Sud du Bourg de Noaillan (R.D.8) 75 437,56 € 

Securiser I'entree Sud, Route de Villandraut (R.D.8) 
Securiser I'approche Sud du cceur du bourg (R.D.8) 

Action 3 : Securiser I'entree-approche Est du Bourg de Noaillan (R.D.221) 85 083,90 € 

Securiser I'entree Est, abords des ecoles (R.D.221) 
Securiser I'approche Est du cceur du bourg (R.D.221) 

Action 4 : Structurer I'espace public central a Noaillan : 344 804,86 € 

Les Places du General De Gaulle et du General Leclerc (R.D.8) 

Action 5 : Securiser le carrefour central a La Saubotte : 58 646,27 € 



ACTIONS NON RETENUES 



Action 6 : Amenager la Rue de I'Eglise, la Place de I'Eglise 

Action 6. 1 : Amenager la Rue de I'Eglise 76 519,08 € 

Action 6.2 : Creer une aire de stationnement , aux abords de I'Eglise 82 086,84 € 

Action 6.3 : Structurer la Place de I'Eglise 57 829,92 € 

Action 7 : Amenager la Rue du Calvaire 

Action 7.1 : Amenager la Rue du Calvaire (abords de la Mairie) 63 443,28 € 

Action 7.2 : Creer une aire de stationnement a I'arriere de la Mairie 83 835,60 € 
Action 7.3 : Amenager la Rue du Calvaire, liaison vers la Route cde Villandraut 54 439,56 € 



PROPOSITION DE PROGRAM MATION : 

La presente proposition de programmation fait suite a la reunion de travail interne menee avec Madame 
le Maire, faisant apparaTtre clairement les souhaits exprimes par la Collectivite (actions prioritaires, 
capacite d'autofinancement...) : 

1. Securiser I'entree et I'approche Nord du bourg de Noaillan (R.D.8) 

2. Securiser I'entree et I'approche Sud du bourg de Noaillan (R.D.8) 

3. Securiser I'entree et I'approche Est du bourg de Noaillan (R.D.221) 

4. Securiser, structurer I'espace public central : les Places General De Gaulle, Leclerc (R.D.8) 

5. Securiser les entrees Nord et Sud, le carrefour principal, a La Saubotte (R.D.8 / 221) 
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Michel Soule Architecte Urbaniste / B.K.M. Paysage 
Le Projet Urbain et Paysager - septembre 2013 



IV. ANNEXES 

ACTIONS NON RETENUES 



Commune de NOAILLAN p. 20 

Etude prealable a la Convention d'Amenagement du Bourg 

Michel Soule Architecte Urbaniste / B.K.M. Paysage 
Le Projet Urbain ef Paysager - septembre 2013 




Revetement beton desactive (chaussee- 
trottoirs) 

Grave Stabilises (type calcaire) 
| Revetement en enrobe (teinte noire) 

PAYSAGEMENT, PLANTATIONS 

Arbres tiges (mail, aligement) 
| Massifs arbusifs 
Espaces enherbes 




MOAILLAN - PARVIS DE l'EGLISE - VARIANTE 2 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 



NOAILLAN - PARVIS DE l'EGLISE - VARIANTE 3 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 



NOAILLAN - PARVIS DE l'EGLISE - VUE VERS LE PARKING 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 





NOAILLAN - PLACETTE DU BOURG EST 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 




ETAT PROJETE 



NOAILLAN - PLACETTE DU FOYER RURAL - VARIANTE 1 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 2 - 2013-05-14 



ACTION 6 : Amenager la Rue de I'Eglise, la Place de I'Eglise 
Action 6.1 : Amenager la Rue de I'Eglise 

Action 6.2 : Creer une aire de stationnement aux abords de I'Eglise 
Action 6.3 : Structurer la Place de I'Eglise 



ACTION 6.1 : Amenager la rue de I'Eglise 



Maitrise d'ouvrage departementale 


Prix en Euros 


Qte 


P.U. 


Preparation sur bande de roulement existante (reprise rives, reprofilage, mise 
en forme chaussee) 


0 00 


c 
r. 




Revetement en enrobe (tapis de finition chaussee) 


0,00 


0 


20 


sous total 


0,00 






Maitrise d'ouvrage communale 




Qte 


P.U. 


Travaux divers : 








Installation chantier 


1 200,00 


F. 


1200 


Terrassement (deblais, remblais, mise en oeuvre fond de forme) 


2 070,00 


115 


18 


Reseau pluvial enterre : canalisation CR8 0400 a o1 25, raccordement au 
reseau existant 


1 3 530,00 


1 65 


82 


Grille fonte reseau pluvial (rives de chaussee) 


2 720,00 


4 


680 


Bordure A2 en beton (rives de chaussee) 


9 240,00 


330 


28 


Bordure en beton A2, PI (fond de trottoir, entourage arbres, entree privative) 


3 484,00 


134 


26 


Caniveau en beton (marquaqe axe de la chaussee) 


2 420,00 


55 


44 


Revetement en enrobe, tapis de finition (V.C.) 


8 892,00 


494 


18 


Plateau sur-eleve 1 Ocm en enrobe (mise en securite) 


0,00 


0 


26 


Plateau securise (agregat resine, bordurage en paves resine, sur enrobe) 


0,00 


F. 


0 


Revetement en beton desactive (lignage en pavage ou dallage), pour trottoirs 


0,00 


0 


59 


Revetement en grave stabilisee, pour trottoirs (Vahante) 


0,00 


0 


32 


Revetement en grave compactee, pour trottoirs 


4 104,00 


228 


18 


Rpyptpmpnt pn nav/anp / Hallpnp nniir nonrtniir Hii pplvairp 

l\CVCLCIIICIIL CI 1 UaVPUC / LI CI 1 1 CI y G , UUUI 1 J U 1 LLJ U i UU L.C1 1 V 0 1 1 G 


1 716,00 


22 


78 


Depose, mise a la cote, raccordement ouvrages E.P., regards de visite, reseaux 
divers 


800,00 


F. 


800 


Signalisation horizontale et verticale 


860,00 


F. 


860 


Espaces verts, plantations : 








Arbres tiges 


0,00 


0 


280 


Espaces verts (plantes tapissantes, massifs arbustifs) 


1 430,00 


26 


55 


Fcnaroc wortc /ciirfQfo pnhprhoo^ 
LopdLCo VL Lo loU 1 PLC CI II ICr Utc J 


1 760,00 


160 


1 1 


Mobitier urbain / 








Borne bois fixe 


1 536,00 


16 


96 


Borme metallique fixe (h.80cm) 


0,00 


0 


255 


Garde corps metal / bois 


0,00 


0 


310 


Banc metal / bois 


580,00 


1 


580 


Corbeille de proprete 


380,00 


1 


380 


Appui velos 


0,00 


0 


305 


Eclairage public : 








Candelabre (h.6,00m) 


7 800,00 


4 


1950 


Plots lumineux (borne h.1 ,00m) 


0,00 


0 


1600 


Projecteur encastre sol (eclairage edifice, frondaison arbres) 


2 600,00 


2 


1300 


sous total 


67 122,00 


total sous total 1 et 










Frais d'etudes et honoraires (14%) : geometre 1%, maitre d'ceuvre 10%, coordination 


9 397,08 






SPS 1 %, frais divers 2% 




149 










total general H. T. 


76 519,08 






T.V.A. 19,60% 


14 997,74 






total general T.T.C. 


91 516,82 






Commune de NOAILLAN Etude prealable C.A.B. 








/"1DT7/OA/C / \/A DIA KITC^P^^ architecte urbaniste / BKM (paysage environnement) 






_ ^ , .,. , Actualisatjon, 18,-sept.. 13 7 Complements 28 nov.13 

Revetement en grave stabilisee, pour trottoirs (vanante) 


7 296,00 


228 


32 



ACTION 6.2 : Creer une aire de stationnement aux abords de I'Eglise 



i*iciiliioc \J uuvi aye ucpal lcm ici iLaic 


Prix 6n Euros 


Qte 


P 1 1 


Preparation sur bande de roulement existante (reprise rives, reprofilage, mise 


0,00 


F. 


0 


en forme chaussee) 




Revetement en enrobe (tapis de finition chaussee) 


0,00 


0 


20 


sous total 


0,00 






Maitrise d'ouvrage communale 




Qte 


P.U. 


Travaux divers : 








Installation chantier 


1 100,00 


F. 


1 100 


Terrassement (deblais, remblais, mise en oeuvre fond de forme) 


3 672,00 


204 


18 


Reseau pluvial enterre : canalisation CR8 0400 a o1 25, raccordement au 
reseau existant 


3 116,00 


38 


82 


Grille fonte reseau pluvial (rives de chaussee) 


2 040,00 


3 


680 


Bordure A2 en beton (rives de chaussee) 


2 464,00 


88 


28 


Bordure T2 en beton (aire de stationnement) 


2 184,00 


78 


28 


Bordure en beton A2, PI (fond de trottoir, limites espaces plantes) 


2 236,00 


86 


26 


Creation chaussee finition qrave stabilisee (aire de stationnement) 


17 192,00 


307 


56 


Plateau sur-eleve 1 Ocm en enrobe (mise en securite) 


0,00 


0 


26 


Plateau securise (agregat resine, bordurage en paves resine, sur enrobe) 


0,00 


F. 


0 


Revetement en beton desactive (lignage en pavage ou dallage), pour trottoirs 


0,00 


0 


59 


Revetement en grave dalle armee, pour aire de stationnement 


12 584,00 


286 


44 


Rpyptpmpnt pn nra\/p ^fphili^pp nnur pIIpp fairp Hp <statinnnpmpnt^ pn l/p/v'xjnfp 

l\CVCLCIIICIIL CI 1 y 1 d V C oLakJMIoCC, UUUI d 1 ICC ^ d 1 1 C UC jLaLIUIIIICIIICIILy CI I V at lal I LC 


0,00 


o 


32 


Rpyptpmpnt pn nrp\/p rfimnartpp nour allpp ^airp Hp ^tationnpmpnt^ 

l\CVCLCIIICIIL CII y 1 CI V O CUIIIL'CICLCC, JUL! CIIICC ^dllC UC OLCILIUIMIOIIICIIL^ 


5 040,00 


280 


1 8 


Depose, mise a la cote, raccordement ouvrages E.P., regards de visite, reseaux 
divers 


880,00 


F. 


880 


Travaux divers (creation entree, reprise mur en pierre) 


3 900,00 


F. 


3900 


Signalisation horizontale et verticale 


860,00 


F. 


860 


Espaces verts, plantations : 








Arbres tiges 


3 640,00 


13 


280 


Espaces verts (plantes tapissantes, massifs arbustifs) 


2 970,00 


54 


55 


Espaces verts (surface enherbee) 


0,00 


0 


1 1 


I'lLfUIIICI Ul Malt 1 • 








Borne bois fixe 


768,00 


8 


96 


Borme metallique fixe (h.80cm) 


0,00 


0 


255 


Garde corps metal / bois 


0,00 


0 


310 


Banc metal / bois 




1 


580 


Corbeille de proprete 


380,00 


1 


380 


Appui velos 


0,00 


0 


305 


Eclairage public : 








Candelabre (h.6,00m) 


0,00 


0 


1950 


Plots lumineux (borne h.1 ,00m) 


6 400,00 


4 


1600 


Projecteur encastre sol (eclairage edifice, frondaison arbres) 


0,00 


0 


1300 


sous total 


72 006,00 


total sous total 1 et 










Frais d'etudes et honoraires (14%) : geometre 1%, maftre d'oauvre 10%, coordination 
SPS 1 %, frais divers 2% 


10 080,84 




149 










total general H. T. 


82 086,84 






T.V.A. 19,60% 


16 089,02 






total general T.T.C. 


98 175,86 






OPTIONS / VARIANTES : 








Revetement en grave stabilisee, PWm^eW^im^m^S ¥%& nte 


5 040,00 


280 18 



SOULE architecte urbaniste / BKM (paysage environnement) 
Phase 3 : les Fiches Actions 
Actualisation, 18 sept. 13 / Complements 28 nov.13 



ACTION 6.3 : Structurer la Place de I'Eglise 



Maitrise d'ouvrage departementale 


Prix en Euros 


Qte 


P.U. 


Prpnaratinn <z\\r hanHp Hp ronlpmpnt PYi«;tantp (Vpnri^p rivpQ rpnrnfilarip mi<;p 

r 1 O IJ CX 1 CI L 1 KJ 1 1 OUI LJdllUC UC 1 UUICI 1 ICI IL CAIOLal 1 LC ^1 CL/I IjC 1 IVCOj IUJJI^JIIIcIMC;, 1 1 1 1 OC 


0,00 


F. 


0 


en forme chaussee) 




Revetement en enrobe (tapis de finition chaussee) 


0,00 


0 


20 


sous total 


0,00 






Maitrise d ouvrage communale 




Qte 


P.U. 


Travaux divers : 








Installation chantier 


1 100,00 


F. 


1 100 


Terrassement (deblais, remblais, mise en oeuvre fond de forme) 


2 484,00 


138 


18 


Reseau pluvial enterre : canalisation CR8 0400 a o1 25, raccordement au 
reseau existant 


2 952,00 


36 


82 


Grille fonte reseau pluvial (rives de chaussee) 


2 040,00 


3 


680 


Ligne structurante en dallage 


5 904,00 


82 


72 


Bordure en beton A2, PI (entourage arbres, limites espaces plantes) 


1 144,00 


44 


26 


Plateau sur-eleve 1 0cm en enrobe (mise en securite) 


0,00 


0 


26 


Plateau securise (agregat resine, bordurage en paves resine, sur enrobe) 


0,00 


F. 


0 


Revetement en beton desactive (lignage en pavage ou dallage), pour parvis 


5 074,00 


86 


59 


Revetement en grave stabilisee, pour espace place de I'Eglise (Variante) 


0,00 


0 


32 


Revetement en grave compactee, pour espace place de I'Eglise 


7 974,00 


443 


1 8 


Depose, mise a la cote, raccordement ouvrages E.P., regards de visite, reseaux 
divers 


600,00 


F. 


600 


Signalisation horizontale et verticale 


860,00 


F. 


860 


Espaces verts, plantations : 








Arbres tiges 


640,00 


2 


320 


Espaces verts (plantes tapissantes, massifs arbustifs) 


1 320,00 


24 


55 


Espaces verts (surface enherbee) 


0,00 


0 


1 1 


Mobilier urbain : 








Borne bois fixe 


576,00 


6 


96 


Borme bois amovible 


DtLV, UU 


2 


160 


Garde corps metal / bois 


0,00 


0 


310 


Banc metal / bois 


1 160,00 


2 


580 


Corbeille de proprete 


380,00 


1 


380 


Appui velos 


0,00 


0 


305 


Eclairage public : 








Candelabre (h.6,00m) 


0,00 


0 


1950 


Plots lumineux (borne h.1 ,00m) 


3 200,00 


2 


1600 


Projecteur encastre sol (eclairage edifice, frondaison arbres) 


13 000,00 


10 


1300 


sous total 


50 728,00 


total sous total 1 et 










Frais d'etudes et honoraires (14%) : geometre 1%, maitre d'oeuvre 10%, coordination 
SPS 1 %, frais divers 2% 


7 101,92 




14°/ 










total general H. T. 


57 829,92 






T.V.A. 19,60% 


11 334,66 






total general T.T.C. 


69 164,58 






OPTIONS/ VARIANTES : 








Revetement en grave stabilisee, pour espace place de I'Eglise (Variante) 


443,00 


0 


32 



Commune de NOAILLAN Etude prealable C.A.B. 
SOULE architecte urbaniste / BKM (paysage environnement) 
Phase 3 : les Fiches Actions 
Actualisation, 18 sept. 13 / Complements 28 nov.13 



ACTION 7 : Amenager la Rue du Calvaire 

Action 7.1 : Amenager la Rue du Calvaire (aux abords de la Mairie) 
Action 7.2 : Creer une aire de stationnement a I'arriere de la Mairie 
Action 7.3 : Amenager la Rue du Calvaire (liaison vers la Rue de Villandraut) 

ACTION 7.1 : Amenager la Rue du Calvaire (aux abords de la Mairie) 



MaTtrise d'ouvrage departementale 


Prix en Euros 


Qte 


P.U. 


Preparation sur bande de roulement existante (reprise rives, reprofilage, mise 
en forme chaussee) 


0,00 


F. 


0 


Revetement en enrobe (tapis de finition chaussee) 


0,00 


0 


20 


sous total 


0,00 






MaTtrise d'ouvrage communale 




Qte 


P.U. 


Travaux divers : 








Installation chantier 


1 200,00 


F. 


1200 


Terrassement (deblais, remblais, mise en oeuvre fond de forme) 


1 152,00 


64 


18 


Reseau pluvial enterre : canalisation CR8 0400 a o1 25, raccordement au 
reseau existant 


c Q7n nn 


85 


82 


Grille fonte reseau pluvial (rives de chaussee) 


1 360,00 


2 


680 


Caniveau en beton (marquaqe axe chaussee) 


3 960,00 


90 


44 


Bordure en beton A2, PI (fond de trottoir, entourage arbres, entree privative) 


4 836,00 


186 


26 


Revetement en enrobe, tapis de finition (V.C.) 


8 784,00 


488 


18 


Plateau sur-eleve 1 Ocm en enrobe (mise en securite) 


0,00 


0 


26 


Plateau securise (agregat resine, bordurage en paves resine, sur enrobe) 


1 092,00 


F. 


1092 


Revetement en beton desactive (lignage en pavage ou dallage), pour trottoirs 


0,00 


0 


59 


Revetement en grave stabilisee, pour trottoirs (Variante) 


0,00 


0 


32 


Revetement en grave compactee, pour trottoirs 


4 104,00 


228 


1 8 


G o\/ot"omo nt on nd\/dno / Hdlld,io no, ir nn.i irtm ir Hi i odlwoiro 
[\cvc Lcl Mel 1 1 ell pdVdUc / Udlldyc, pUUF UUUI LUUF UU Ldlvdllc 


1 71 6 00 


22 


1 o 


ripnp<;p mi^p a la rotp r?icccirf\&rc\&r\t onvranpQ F P r&ct*irc\^ Hp viQitp rp^paiiY 

UCUUoC, 1 r 1 1 JC d Id LC , IdUv-WILlCMICIIL \J U V 1 dy Cj !_ • I ■ , 1 CUal U J LIC V lo 1 LC , 1 C JC d U A 

divers 


i son nn 


F. 


1800 


1 IdvdUX Ulvclb ^[1 IUUII ILd LIUF 1, Icpilbc IFIUi ell picllcj 


8 fion no 


F. 


8600 


Signalisation horizontale et verticale 


860,00 


F. 


860 


Espaces verts, plantations : 








Arbres tiges 


0,00 


0 


280 


Espaces verts (plantes tapissantes, massifs arbustifs) 


0,00 


0 


55 


Espaces verts (surface enherbee) 


0,00 


0 


1 1 


Mobilier urbain : 








Borne bois fixe 


768,00 


8 


96 


Borme metallique fixe (h.80cm) 


0,00 


0 


255 


Garde corps metal / bois 


0,00 


0 


310 


Banc metal / bois 


0,00 


0 


580 


Corbeille de proprete 


0,00 


0 


380 


Appui velos 


0,00 


0 


305 


Eclairage public : 








Candelabre (h.6,00m) 


5 850,00 


3 


1950 


Plots lumineux (borne h.1 ,00m) 


0,00 


0 


1600 


Projecteur encastre sol (eclairage edifice, frondaison arbres) 


2 600,00 


2 


1300 


sous total 


55 652,00 


total sous total 1 et 










Frais d'etudes et honoraires (14%) : geometre 1%, maitre d'ceuvre 10%, coordination 
SPS 1 %, frais divers 2% 


7 791,28 




149 










total general H. T. 


63 443,28 






T.V.A. 19,60% 


12 434,88 






Commune de NOAILLA8CEj8/^6*eWSJtX?".C 

SOULE architecte urbaniste / BKM (paysage environnemen 


75 878,16 

b 







Phase 3 : les Fiches Actions 
OPTIONS / VARIANTES ' Actua ' isation ' 18 se P l - 13 / Complements 28 nov.13 



Revetement en grave stabilisee, pour trottoirs (Variante) 



ACTION 7.2 : Creer une aire de stationnement a I'arriere de la Mairie 



MaTtri^p r^nuvranp rlpnarrpmpntalp 


Prix Gn Euros 


Qte 


p_U. 


ricpdidUUM sill UdMUc Uc lUUIcillcilL CAlbLdllLc (lc[Jllbc llVcb, I o[JI U 1 1 IdCJ c . Illlbc 

en forme chaussee) 


0,00 


F. 


0 


Revetement en enrobe (tapis de finition chaussee) 


0,00 


0 


20 


sous total 


0,00 






MaTtrise d'ouvrage communale 




Qte 


P.U. 


Travaux divers : 








Installation chantier 


1 200,00 


F. 


1200 


Terrassement (deblais, remblais, mise en oeuvre fond de forme) 


4 590,00 


255 


18 


Reseau pluvial enterre : canalisation CR8 0400 a o1 25, raccordement au 
reseau existant 


2 952,00 


36 


82 


Grille fonte reseau pluvial (rives de chaussee) 


2 720,00 


4 


680 


Bordure T2 en beton (rives de chaussee, allees, stationnements) 


7 056,00 


252 


28 


Bordure en beton PI (limites espaces plantes) 


1 508,00 


58 


26 


Creation chaussee finition qrave stabilisee (aire de stationnement) 


18 592,00 


332 


56 


Plateau sur-eleve 1 0cm en enrobe (mise en securite) 


0,00 


0 


26 


Plateau securise (agregat resine, bordurage en paves resine, sur enrobe) 


0,00 


F. 


0 


Revetement en beton desactive (lignage en pavage), pour trottoirs (Vahante) 


0,00 


0 


59 


Revetement gp grave stabilisee (lignage en pavage ou dallage), pour trottoirs 


3 1 1 6,00 


82 


38 


Rpy/ptpmpnt pn Hallp Prmpp nnur airp Hp ctatinnnpmpnt 


13 024,00 


296 


44 


Depose, mise a la cote, raccordement ouvrages E.P., regards de visite, reseaux 
divers 


880,00 


F. 


880 


Travaux divers (reprise partielle mur en pierre) 


2 200,00 


F. 


2200 


QinnQlicQtinn hnri7rtntQlo pt 
OltJIIdllodLIUIl IIUIIZ-UIILdJC CL VCILICdlC 


920,00 


F. 


920 


Espaces verts, plantations : 








Arbres tiges 


2 800,00 


10 


280 


Espaces verts (plantes tapissantes, massifs arbustifs) 


0,00 


0 


55 


Espaces verts (surface enherbee) 


1 012,00 


92 


1 1 


Mobilier urbain : 








Borne bois fixe 


960,00 


10 


96 


Borme metallique fixe (h.80cm) 


0,00 


0 


255 


Garde corps metal / bois 


0,00 


0 


310 


Banc metal / bois 


580,00 


1 


580 


Corbeille de proprete 


380,00 


1 


380 


Appui velos 


0,00 


0 


305 


Eclairage public : 








Candelabre (h.6,00m) 


5 850,00 


3 


1950 


Plots lumineux (borne h.1 ,00m) 


3 200,00 


2 


1600 


Projecteur encastre sol (eclairage edifice, frondaison arbres) 


0,00 


0 


1300 


sous total 


73 540,00 


total sous total 1 et 










Frais d'etudes et honoraires (14 96) : geometre 1%, maitre d'eeuvre 10%, coordination 
SPS 1 %, frais divers 2% 


10 295,60 




14°/ 










total general H. T. 


83 835,60 






T.V.A. 19,60% 


16 431,78 






total general T.T.C. 


100 267,38 






OPTIONS / VARIANTES : r „ mmlln „H,NnJHUN r-t,,H<. proalahlo r 4 R 








Revetement en beton 6es^tW\^^^^^J^^^ffT<}aWmT 


:> 4 838,00 


82 


59 



Actualisation, 18 sept. 13 / Complements 28 nov.13 



ACTION 7.3 : Amenager la Rue du Calvaire (liaison vers la Rue de Villandraut) 



Maitrise d'ouvrage departementale 


Prix en Euros 


Qte 


P.U. 


Preparation sur bande de roulement existante (reprise rives, reprofilage, mise 


0,00 


F. 


0 


en forme chaussee) 




Revetement en enrobe (tapis de finition chaussee) 


0,00 


0 


20 


sous total 


0,00 






Maitrise d'ouvrage communale 




Qte 


P.U. 


Travaux divers : 








Installation chantier 




F. 


1 200 


Terrassement (deblais, remblais, mise en oeuvre fond de forme) 


1 944 00 


1 no 


1 O 


Reseau pluvial enterre \ canalisation CR8 0400 a 01 25, raccordement au 

IcbcdU OAlbldMl 


7 216,00 


88 


82 


Grille fonte reseau pluvial (rives de chaussee) 


2 720 00 


A 


OOU 


Bordures T2 en beton (chaussee) 


? fi3? nn 


y^f 


9 Q 
CO 


Caniveau en beton (marcjuaQe axe chaussee) 


0 / 


Q C 
CO 


A A 

44 


Bordure en beton A2, PI (fond de trottoir, entourage arbres, entree privative) 




32 


26 


Revetement en enrobe, tapis de finition (V.C.) 


3 708,00 


206 


18 


Plateau sur-eleve 1 0cm en enrobe (mise en securite) 


0,00 


0 


26 


Plateau securise (agregat resine, bordurage en paves resine, sur enrobe) 


0,00 


F. 


0 


Revetement en beton desactive (lignage en pavage ou dallage), pour trottoirs 


0,00 


0 


59 


Revetement en grave stabilisee, pour chaussee 


5 382,00 


138 


39 


Depose, mise a la cote, raccordement ouvrages E.P., regards de visite, reseaux 
divers 


1 800,00 


F. 


1 800 


i ravdux Givers i^seuns, entrees pnvaiivesj 


? 200 00 


F. 


2200 


Signalisation horizontale et verticale 


860,00 


F. 


860 


Espaces verts, plantations : 








Arbres tiges 


1 1 ?n nn 

1 1 £U,UU 


4 


280 


Espaces verts (plantes tapissantes, massifs arbustifs) 


880,00 


16 


55 


Espaces verts (surface enherbee) 


1 342,00 


122 


1 1 


Mobilier urbain : 








Borne bois fixe 


768,00 


8 


96 


Borme metallique fixe (h.80cm) 


0,00 


0 


255 


Garde corps metal / bois 


0,00 


0 


310 


Banc metal / bois 


580,00 


1 


580 


Corbeille de proprete 


380,00 


1 


380 


Appui velos 


0,00 


0 


305 


Eclairage public : 








Candelabre (h.6,00m) 


5 850,00 


3 


1950 


Plots lumineux (borne h.1 ,00m) 


0,00 


0 


1600 


Projecteur encastre sol (eclairage edifice, frondaison arbres) 


2 600,00 


2 


1300 


sous total 


47 754,00 


total sous total 1 et 










Frais d'etudes et honoraires (14%) : geometre 1%, maitre d'eeuvre 10%, coordination 
SPS 1 %, frais divers 2% 


6 685,56 




14°/ 










total general H. T. 


54 439,56 






T.V.A. 19,60% 


10 670,15 






total general T.T.C. 


65 109,71 







Commune de NOAILLAN Etude prealable C.A.B. 
SOULE architecte urbaniste / BKM (paysage environnement) 
Phase 3 : les Fiches Actions 
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Entree sud - panneau d'agglomeration 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 





La Saubotte - Entree de bourg sud 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 



La Saubotte - Entree de bourg nord 

Convention d'Amenagement de Noaillan - Phase 3 - 2013-06-25 

f 
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